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ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 3389 
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομετον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αρθρο 1 

Έννοια σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

1. Έννοια Συμπράξεων 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού "Δημόσιοι Φορείς" 
νοούνται οι ακόλουθοι: 

(ο) το Δημόσιο, 

(β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 

(γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

(δ) οι ανώνυμες εταιρείεςτων οποίωντο σύνολο του με¬ 
τοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω υπό (ο) έως (γ) 
φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπά¬ 
γονται στην παρούσα περίπτωση. 

2. Οι ανωτέρω Δημόσιοι Φορείς μπορούν σε τομείς της 
αρμοδιότητάς τους να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις 
συνεργασίας από επαχθή αιτία ("Συμβάσεις Σύμπραξης") 
με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ("Ιδιωτικοί Φο¬ 
ρείς") για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρε¬ 
σιών ("Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα" ή "Συ¬ 
μπράξεις"). 

3. Παρεπόμενα Σύμφωνα 

Συμβάσεις στις οποίες συμβάλλονται Δημόσιοι Φορείς 
με τρίτους ή και Ιδιωτικοί Φορείς με τρίτους και αποτε¬ 
λούν παρεπόμενα σύμφωνα Συμβάσεων Σύμπραξης ή συ- 
νάπτονται σε εκτέλεση Συμβάσεων Σύμπραξης ("Παρε¬ 
πόμενα Σύμφωνα"), υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 
αυτού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρα¬ 
γράφου 1 του άρθρου 2 ή της παραγράφου 2 του ίδιου άρ¬ 
θρου για τις εν λόγω Συμβάσεις Σύμπραξης. 

4. Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

Στις Συμβάσεις Σύμπραξης ή τα Παρεπάμενα Σύμφωνα 
των παραγράφων 2 και 3, οι Ιδιωτικοί Φορείς συμβάλλο¬ 
νται μέσω ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού που συνι- 
στώνται από αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τους σκο¬ 
πούς της Σύμπραξης ("Εταιρεία Ειδικού Σκοπού") που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 


διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Μέτοχοι Εταιρείας Ειδικού 
Σκοπού δύνανται να είναι μόνο οι Ιδιωτικοί Φορείς κατά 
την έννοια του νόμου αυτού, καθώς επίσης και τρίτοι που 
δύνανται να αποκτήσουν μετοχές σύμφωνα με τις ειδικές 
προβλέψεις του ίδιου νόμου, το καταστατικό της Εταιρεί¬ 
ας και τυχόν ειδικές προβλέψεις της Σύμβασης Σύμπρα¬ 
ξης, εξαιρουμένων των φορέων της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 

Αρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι Συμπράξεις μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις 
του νόμου αυτού, σύμφωνα μεταπροβλεπόμενα στηνπα- 
ράγραφο 3του άρθρου 4, εφόσον πληρούν σωρευτικάτις 
κατωτέρω προϋποθέσεις: 

(α) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την 
παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των 
Δημόσιων Φορέων με βάση διάταξη νάμου ή σύμβαση ή 
το καταστατικό τους, 

(β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλ¬ 
λάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά απά 
τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έρ¬ 
γων ή υπηρεσιών αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος 
των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την 
κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμέ¬ 
νου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων όπως, εν¬ 
δεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο, 

(γ) προβλέπουν ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, 
της κατασκευήςτων έργων ή της παροχής των υπηρεσιών 
θα γίνει με κεφάλαια και πάρους που εξασφαλίζουν οι 
Ιδιωτικοί Φορείς και 

(δ) το συνολικά συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος 
της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν 
υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 
χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστι¬ 
θέμενης Αξίας. 

2. Με ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του άρ¬ 
θρου 3 είναι δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υπα¬ 
γωγή Συμπράξεων στις διατάξεις του νάμου αυτού χωρίς 
να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις 
των εδαφίων (β) έως και (δ) της παραγράφου 1. 

3. Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Σύμπρα¬ 
ξης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν 
άμεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως η εθνική 
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άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της δικαιοσύνης και η 
εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια 
δικαστήρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 3 

Διυπουργική Επιτροπή 

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημό¬ 
σιου και Ιδιωτικού Τομέα ('Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ."). Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. 
αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως τακτικά μέ¬ 
λη και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν 
καθένα από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπε- 
ται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν 
στη Σύμβαση Σύμπραξης ή και στα Παρεπόμενα Σύμφω¬ 
να, ως έκτακτα μέλη. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο 
της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών ειση¬ 
γήσεων προς αυτή. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφασίζει κατόπιν ει¬ 
σηγήσεων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημό¬ 
σιου και Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τα ειδικώς προ- 
βλεπόμενα στα εδάφια (αα) έως (στστ) της παραγράφου 
2 του άρθρου 4. 

Η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. διέπεται από τις διατάξεις 
του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. εξειδικεύει 
την κυβερνητική πολιτική για την εκτέλεση έργων και την 
παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαί¬ 
ων. 

Με αποφάσεις της η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.: 

(α) εγκρίνει την υπαγωγή Συμπράξεων στις διατάξεις 
του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, 

(β) αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς 
συμβατικού ανταλλάγματος, 

(γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη 
χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της παρο- 
χήςτων υπηρεσιών που αποτελούντο αντικείμενο της Σύ¬ 
μπραξης, 

(δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναφή απόφαση. 

Άρθρο 4 

Ειδική Γραμματεία 

1. Σύσταση και αρμοδιότητες 

Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται 
Ειδική Γ ραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα ("Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.") με σκοπό την επικουρία της 
Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και των Δημόσιων Φορέων. Έργο της 
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είναι: 

(α) ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν 
να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και 
να υπαχθούν στις διατάξειςτου νόμου αυτού σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, 

(β) η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της πα¬ 
ροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων, 

(γ) η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέ¬ 
ων στα πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, για την επιλογή των 
Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των 


έργων ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια Συμπρά¬ 
ξεων, 

(δ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων 
Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων, η τακτική 
ενημέρωση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και η επεξεργασία και υποβο¬ 
λή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 
και 

(ε) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της 
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

2. Γενικές αρμοδιότητες Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 
μπορεί: 

(α) να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με έργα ή 
υπηρεσίες την εκτέλεση ή παροχή των οποίων προωθούν 
ή σχεδιάζουν Δημόσιοι Φορείς, 

(β) να ζητά και να λαμβάνει από οποιοδήποτε Δημόσιο ή 
Ιδιωτικό Φορέα κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτεί¬ 
ται για να διαγνωσθεί εάν η εκτέλεση ενός έργου ή η πα¬ 
ροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
της Σύμπραξης Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 

(γ) να επεξεργάζεται τα στοιχεία που λαμβάνει από 
επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς όπως, εν¬ 
δεικτικά, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελ¬ 
λάδος και το Σύνδεσμο Εργοληπτικών Εταιρειών, 

(δ) να μελετά ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξερ¬ 
γάζονται Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς για την εκτέλεση έρ- 
γωνήτηνπαροχή υπηρεσιώνή νακαλείΔημόσιουςή Ιδιω¬ 
τικούς Φορείς να επεξεργασθούν τέτοιες προτάσεις και 
να παρέχει σε αυτούς κάθε εύλογη συνδρομή, 

(ε) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και τις αρ¬ 
μόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Δημόσιων Φορέων, 
να παρακολουθεί το σύνολο των οικονομικών υποχρεώ- 
σεωνπου αναλαμβάνουν οι Δημόσιοι Φορείς, ιδιαίτερα τη 
μελλοντική επιβάρυνση που προκύπτει ή μπορεί να προ- 
κύψει για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τις 
πληρωμές που διενεργούνται για Συμπράξεις που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξειςτου νόμου αυτού, 

(στ) να συντάσσει και να διανέμει έντυπο υλικό με πλη¬ 
ροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις Συμπράξεις και τους 
σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν, τις διεθνώς διαδεδο¬ 
μένες μεθόδους εφαρμογής τους καιτις διατάξειςτου νό¬ 
μου αυτού, 

(ζ) να τυποποιεί έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποι¬ 
ούνται για τις ανάγκες των Διαδικασιών Ανάθεσης, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, 

(η) να τυποποιεί κάθε είδους Συμβάσεις Σύμπραξης ή 
Παρεπόμενα Σύμφωνα προς το σκοπό της διευκόλυνσης 
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στη διαμόρφωση 
των όρων των Συμβάσεων Σύμπραξης, 

(θ) να υποβάλλει στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. προτάσεις για τη βελ¬ 
τίωση του νομοθετικού πλαισίου των Συμπράξεων, 

(ι) να συντονίζει την εκπόνηση μελετών και την εν γένει 
παροχή υποβοηθητικών του έργου της υπηρεσιών σε 
πρόσωπα που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6. 

Με βάση τις ανωτέρω υπό (α) έως και (ι) αρμοδιότητες 
που της παρέχονται συγκεντρώνει τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για να κριθεί ποια έργα ή υπηρεσίες 
μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων και αξιολο¬ 
γεί τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους, καθώς και 
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τα νομικά και άλλα προβλήματα που συνδέονται με αυτά. 
Στη συνέχεια η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. καταρτίζει μη δεσμευτικά κα¬ 
τάλογο έργων και υπηρεσιών ("Κατάλογος Προτεινάμε- 
νων Συμπράξεων") που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω 
Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νάμου 
αυτού. Για κάθε έργο ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται 
στον Κατάλογο Προτεινάμενων Συμπράξεων, η 
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση που 
παρουσιάζει: 

αα) τους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, κοινωνικο¬ 
οικονομικούς και νομικούς λόγους για τους οποίους η 
εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων ή η παροχή των συ¬ 
γκεκριμένων υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί 
μέσω Σύμπραξης, 

ββ) τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή 
των συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που έχουν περι- 
ληφθεί στον Κατάλογο Προτεινάμενων Συμπράξεων, 

γγ) τις ενέργειες στις οποίες έχει ενδεχομένως προβεί 
ο εμπλεκόμενος κάθε φορά Δημόσιος Φορέας για τις ανά¬ 
γκες της προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών Συμ¬ 
βάσεων όπως, ενδεικτικά, πρόσληψη χρηματοοικονομι¬ 
κών, τεχνικών και νομικών συμβούλων, διενέργεια προμε¬ 
λετών και σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, 

δδ) τη μορφή της προτεινόμενης Διαδικασίας Ανάθε¬ 
σης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, που είναι σκόπιμο 
να εφαρμοσθεί, καθώς και τους Δημόσιους Φορείς που 
ενεργούν ως αναθέτουσα αρχή, 

εε) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας Ανά¬ 
θεσης, 

στστ) αναφορά του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης και, ενδεχομέ¬ 
νως, των Παρεπόμενων Συμφώνων. 

3. Αίτηση Υπαγωγής και Απόφαση Υπαγωγής 

Η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. γνωστοποιεί, στους κατά περίπτωση αρ¬ 
μόδιους Δημόσιους Φορείς, την ένταξη έργων ή υπηρε- 
σιώντης αρμοδιότητάςτους στον Κατάλογο Προτεινόμε- 
νων Συμπράξεων και καλεί αυτούς μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποί¬ 
ησης, να υποβάλουν αίτηση στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. για την υπα¬ 
γωγή της συγκεκριμένης Σύμπραξης στις διατάξεις του 
νόμου αυτού ("Αίτηση Υπαγωγής"). 

Αν στη Σύμβαση Σύμπραξης που έχει περιληφθεί στον 
Κατάλογο Προτεινάμενων Συμπράξεων συμμετέχουν ή 
συμβάλλουν περισσότεροι του ενός Δημόσιοι Φορείς, η 
Αίτηση Υπαγωγής πρέπει να υπογράφεται από εξουσιο¬ 
δοτημένους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων Δη¬ 
μόσιων Φορέων. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., μέσα σε δύο μήνες από τη 
διαβίβαση σε αυτή των Αιτήσεων Υπαγωγής, εκδίδει από¬ 
φαση ("Απόφαση Υπαγωγής") με την οποία εγκρίνει ή 
απορρίπτει, εν άλω ή εν μέρει, τις Αιτήσεις Υπαγωγής. 

4. Αναμόρφωση Καταλόγου Προτεινάμενων Συμπρά¬ 
ξεων 

Η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. συμπληρώνει και αναμορφώνει τον Κατά¬ 
λογο Προτεινάμενων Συμπράξεων ανά εξάμηνο χωρίς να 
αποκλείεται η έκτακτη μεταβολή του από νέες προτάσεις 
Συμπράξεων που κρίνονται ώριμες ή υποβάλλονται προς 
κρίση μετά την τακτική έκδοσή του. 

Άρθρο 5 

Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής 

1. Μετά την εγκριτική Απόφαση Υπαγωγής η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 
αναλαμβάνει το συντονισμό των Διαδικασιών Ανάθεσης, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, για την επιλογή του 
Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη. 


2. Υποχρεώσεις Δημόσιων Φορέων 

Οι Δημόσιοι Φορείς που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του νόμου αυτού υποχρεούνται: 

(α) να ακολουθούν τις υποδείξεις της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. ως 
προς τη Διαδικασία Ανάθεσης που θα ακολουθηθεί για 
την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη 
Σύμπραξη, 

(β) να επεξεργάζονται κάθε κείμενο που σχετίζεται με τη 
Διαδικασία Ανάθεσης, περιλαμβανομένων καιτωντευχών 
δημοπράτησης, όπως η προκήρυξη, η ειδική και η τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων, η πρόσκληση υποβολής Προ¬ 
σφορών και το Σχέδιο Σύμβασης, σύμφωνα με τις οδη¬ 
γίες, τις τροποποιήσεις και αλλαγές που εισηγείται η 
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, στην οποία και κοινοποιούνται πριν από τη 
διανομή ή τη δημοσίευση όλα τα κείμενα και η αλληλο¬ 
γραφία που αφορούν στη Διαδικασία Ανάθεσης, 

(γ) να μεριμνούν για τη συμμετοχή εκπροσώπου της 
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. στις επιτροπές αξιολόγησης ή και σε άλλα όρ¬ 
γανα που συνιστώνται στα πλαίσια της Διαδικασίας Ανά¬ 
θεσης για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμ- 
μετάσχει στη Σύμπραξη. 

3. Ανάκληση Απόφασης Υπαγωγής 

Σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι Δημόσιοι Φορείς 
δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου αυτού, η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., είτε πριν είτε κατά τη 
διάρκεια της Διαδικασίας Ανάθεσης, δύναται να ανακαλέ¬ 
σει την Απόφαση Υπαγωγής. 

Άρθρο 6 

Διατάξεις για την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

1. Στελέχωση 

(α) Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται Ειδικός 
Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο¬ 
μικών ύστερα από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος, προσλαμβάνεται Διευθυντής στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

(γ) Το λοιπό προσωπικό της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είτε στελεχώνε¬ 
ται μέσω της σύναψης συμβάσεων παροχής ανεξάρτη¬ 
των υπηρεσιών ή έργου κατόπιν σχετικής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είτε αποσπάται 
στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 5. 

2. Προσόντα και εμπειρία στελεχών Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Τα στελέχη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. πρέπει να καλύπτουν ευρύ 
φάσμα γνωστικών αντικειμένων και να διαθέτουν κύρος 
και εκτενή εμπειρία στους τομείς της ιδιαίτερης εξειδί- 
κευσής τους, ιδίως να διαθέτουν εμπειρία: 

(α) σε θέματα τεχνικών χρηματοδότησης, 

(β) στην κατάρτιση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολό¬ 
γηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων, 

(γ) σε νομικά θέματα όπως σύνταξη τευχών δημοπρά¬ 
τησης, νομική υποστήριξη κατά τη διενέργεια δημόσιων 
διαγωνισμών, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων 
περιλαμβανομένων και συμβάσεων παραχώρησης, χρη¬ 
ματοδοτικών, δανειακών και λοιπών συμβάσεων που είναι 
απαραίτητες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρη¬ 
ματοδότησης, 

(δ) σε τεχνικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και λογιστικά 
ζητήματα και 
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(ε) σε θέματα μελέτης, κατασκευής, λειτσυργίας και συ¬ 
ντήρησης έργων καθώς και κατάρτισης πρσδιαγραφών. 

3. Ασυμβίβαστα 

Τα στελέχη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είναι πλήρους και αποκλει¬ 
στικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό 
διάστημα παροχής των υπηρεσιώντους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.: 

(α) να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα με 
αμοιβή ή 

(β) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφά¬ 
λαιο ή σε διοικητικό όργανο Ιδιωτικού Φορέα που συμμε¬ 
τέχει σε Σύμπραξη ή σε σχετική Διαδικασία Ανάθεσης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ή 

(γ) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφά¬ 
λαιο ή σε διοικητικό όργανο εταιρείας συνδεδεμένης, κα¬ 
τά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με τους 
Φορείς του προηγούμενου εδαφίου. 

Αν παραβιασθούν οι ανωτέρω απαγορεύσεις και ανε¬ 
ξαρτήτως των λοιπών κυρώσεων, το όργανο που διόρισε 
τον παραβάτη, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις (β) και (γ) η απαγόρευση 
ισχύει και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τη λήξη 
της παροχής υπηρεσιών τους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.. 

4. Πρόσληψη συμβούλων και προσώπων ειδικών προ¬ 
σόντων 

Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. που λαμβάνεται κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. μπορεί να συ- 
νάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 
ή έργου με χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, φορολογι¬ 
κούς, νομικούς, ασφαλιστικούς ή και άλλους συμβού¬ 
λους, καθώς και με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες 
και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εξειδικευμένης εμπει¬ 
ρίας σε έργα αντίστοιχα με εκείνα για τα οποία καλούνται 
να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες που οι 
ανωτέρω σύμβουλοι και πρόσωπα ειδικών προσόντων 
παρέχουν, καθώς και η αμοιβή τους. 

5. Αποσπάσεις 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό¬ 
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., κατά 
παρέκκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι 
υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δα¬ 
πάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών, για το χρόνο 
απόσπασής τους, βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

6. Περαιτέρω εξειδίκευση θεμάτων Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό¬ 
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της 
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες 
της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, 
η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της 
υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Αρθρο 7 

Διατάξεις που εφαρμόζονται στις Διαδικασίες Ανάθεσης 

Στις Διαδικασίες Ανάθεσης για την επιλογή του Ιδιωτι¬ 
κού Φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου ή την 


παροχή της υπηρεσίας με Σύμβαση Σύμπραξης, που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν εφαρμο¬ 
γή οι διατάξεις των άρθρων 9 έως 16. 

Άρθρο 8 
Ορισμοί 

Κατάτην εφαρμογή των άρθρων 9 έως 16 του νόμου αυ¬ 
τού, οι κατωτέρω όροι έχουν την εξής έννοια: 

"Αναθέτουσα Αρχή" νοείται ο Δημόσιος Φορέας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ο οποίος 
προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Ιδιωτικού Φο¬ 
ρέα με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση Σύμπραξης για την 
εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. 

"Διαδικασίες Ανάθεσης" νοούνται οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές για την επι¬ 
λογή Ιδιωτικού Φορέα ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση 
έργων ή την παροχή υπηρεσιών με Σύμβαση Σύμπραξης 
Έργου ή Υπηρεσιών. Οι Διαδικασίες Ανάθεσης περιλαμ¬ 
βάνουν τη Διαδικασία Ανοικτού Τύπου, Κλειστού Τύπου, 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Διαπραγμάτευσης. 

"Διαδικασίες Ανοικτού Τύπου" νοούνται οι διαδικασίες 
στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος Ιδιωτικός 
Φορέας μπορεί να υποβάλει Προσφορά εφόσον συγκε¬ 
ντρώνει τα προσόντα και τις ικανότητες που προβλέπει η 
Προκήρυξη. 

"Διαδικασίες Κλειστού Τύπου" νοούνται οι διαδικασίες 
στις οποίες κάθε Ιδιωτικός Φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει, προσφορά όμως μπορούν να υποβάλουν 
από αυτούς εκείνοι μόνον οι Ιδιωτικοί Φορείς που έχουν 
προσκληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

"Διαδικασίες Ανταγωνιστικού Διαλόγου" νοούνται οι 
διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων: 

- κάθε Ιδιωτικός Φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετά- 
σχει, 

- η Αναθέτουσα Αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψη¬ 
φίους που έχουν επιλεγεί για να εντοπίσει την προσφο¬ 
ρότερη ή τις προσφορότερες λύση ή λύσεις για την ικα¬ 
νοποίηση των αναγκών της, και 

- οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά με 
βάση τις λύσεις που κρίθηκαν προσφορότερες. 

"Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης" νοούνται οι διαδικα¬ 
σίες κατά τις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές διαβουλεύο- 
νται με τους Ιδιωτικούς Φορείς της επιλογής τους και δια¬ 
πραγματεύονται απευθείας τους όρους των Συμβάσεων 
που θα συναφθούν με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

"Έργο" νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομι¬ 
κών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προ¬ 
ορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνι¬ 
κή λειτουργία. 

"Ιδιαίτερα Πολύπλοκη Σύμβαση" νοείται κάθε σύμβαση 
της οποίας οι βασικές παράμετροι (τεχνικές, χρηματοοι¬ 
κονομικές, λειτουργικές, νομικές και άλλες) δεν μπορούν 
αντικειμενικά να προσδιορισθούν εξαρχής από την Ανα¬ 
θέτουσα Αρχή. 

"Μικτή Σύμβαση" νοείται κάθε σύμβαση της οποίας το 
αντικείμενο δεν αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση έργων 
ή την παροχή υπηρεσιών αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και 
από τις δύο προαναφερόμενες δραστηριότητες. 

"Προκήρυξη" ή "Προκήρυξη Διαγωνισμού" νοείται το έγ¬ 
γραφο με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή: 

- καθορίζει τη μορφή και τα επί μέρους στάδια της Δια¬ 
δικασίας Ανάθεσης, 
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- περιγράφει το αντικείμενο της σύμβασης που προτί- 
θεται να αναθέσει και, ενδεχσμένως, συγκεκριμένους ου¬ 
σιώδεις όρους αυτής, 

-περιγράφει το εκτιμώμενο συμβατικό αντάλλαγμαήτα 
εκτιμώμενο αντίτιμα παροχής υπηρεσιών, εφόσον είναι 
αντικειμενικά δυνατός ο προσδιορισμός τους, 

- αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ανα- 
θέτουσας Αρχής και τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις και δικαι¬ 
ώματα των οπαίων μπορεί να κάνει χρήση, όπως δικαίωμα 
περισρισμού Υπσψηφίων, δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις 
και συμπληρώσεις, 

- αναφέρει τις εφαρμοστέες στη Διαδικασία Ανάθεσης 
νομοθετικές διατάξεις, 

- καθορίζει τα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει 
να συγκεντρώνουν οι Υποψήφιοι και 

- προσδιορίζει τους άλλους λοιπούς όρους που θα ισχύ- 
σουν κατά τη Διαδικασία Ανάθεσης, καθώς και τα παραρ¬ 
τήματα αυτού. 

"Προσφέρων" νοείται κάθε Ιδιωτικός Φορέας που έχει 
υποβάλει Προσφορά στο πλαίσιο Διαδικασίας Ανάθεσης. 
Πρσσφέρων μπορεί να είναι κάθε κατ’ επάγγελμα εργο¬ 
λήπτης ή πάροχος υπηρεσιών και κάθε φυσικό ή νσμικό 
πρόσωπα με αντικείμενα δραστηριότητας που περιλαμ¬ 
βάνει το αντικείμενο στο οποίο αφορά το προς εκτέλεση 
έργο ή υπηρεσία, εφόσον εκτελεί τα αντίστοιχα έργα ή 
παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στην ελεύθερη αγαρά. 

"Προσφσρά" νοείται το σύνολο των οικονομικών, τεχνι¬ 
κών, χρηματοδοτικών και άλλων προτάσεων που υποβάλ¬ 
λουν οι Υποψήφιοι για την εκτέλεση έργων ή την παροχή 
υπηρεσιών στο πλαίσιο Διαδικασίας Ανάθεσης, κατόπιν 
πρόσκλησης της Αναθέτσυσας Αρχής και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που αυτή έχει θέσει με την Προκήρυξη και τα 
παραρτήματά της και τα τυχόν άλλα έγγραφα της Διαδι¬ 
κασίας Ανάθεσης. 

"Συμβάσεις" νοούνται οι Μικτές Συμβάσεις, σι Συμβά¬ 
σεις Έργων και σι Συμβάσεις Υπηρεσιών. 

"Συμβάσεις Έργσυ" νοούνται οι συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη με¬ 
λέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν στην εκτέ¬ 
λεση, με οπσιαδήποτε μέσα, ενός έργσυ το οποίο αντα- 
ποκρίνεται στις οριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή 
ανάγκες. 

"Συμβάσεις Υπηρεσιών" νοούνται οι συμβάσεις, πλην 
τωνΣυμβάσεων'Εργων, που έχουν ως αντικείμενοτηνπα- 
ροχή υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης. 

"Υποψήφιος" νοείται κάθε Ιδιωτικός Φορέας (ή οι ενώ¬ 
σεις ή κσινοπραξίες Ιδιωτικών Φορέων) που συμμετέχει 
σε Διαδικασία Ανάθεσης. 

Άρθρο 9 
Γενικές Αρχές 

1. Γ ενικές Αρχές 

(α) Στο πλαίσιο των Διαδικασιών Ανάθεσης και στις σχέ¬ 
σεις του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα 
Αρχή με τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες, καθώς και 
με κάθε τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο, ισχύουν οι αρχές 
της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότη- 
τας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δη¬ 
μόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων 
των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αει¬ 
φόρου ανάπτυξης, όπως αυτές ορίζονται στην παράγρα¬ 
φο 2. 


(β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται σε 
όλες τις Διαδικασίες Ανάθεσης ανεξαρτήτως του είδους 
της Σύμβασης της οποίας επιδιώκεται η σύναψη. 

2. Εξειδίκευση γενικών αρχών 

Στο νόμο αυτόν οι γενικές αρχές της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια: 

(α) Ίση μεταχείριση σημαίνει την αποφυγή οποιοσδή¬ 
ποτε διάκρισης με βάση την ιθαγένεια ή οποιοδήποτε άλ¬ 
λο κριτήριο που δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς 
λόγους. Στο περιεχόμενο της αρχής αυτής υπάγεται όχι 
μόνο ο καθορισμός όρων πρόσβασης σε μια οικονομική 
δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις, αλλά και η λήψη από τις 
δημόσιες αρχές όλων των μέτρων που είναι σε θέση να 
εξασφαλίζουν την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. 

(β) Διαφάνεια είναι η δημοσιοποίηση της πρόθεσης της 
Αναθέτσυσας Αρχής να προβεί στη σύναψη Σύμβασης 
Έργου ή Υπηρεσιών ή Μικτής Σύμβασης, ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού χωρίς 
στρεβλώσεις. 

(γ) Αναλογικότητα σημαίνει ότι κάθε μέτρο που επιλέ¬ 
γεται από την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι αναγκαίο 
και πρόσφορο για την επίτευξη του στόχου, στον οποίο 
αποβλέπει, και να προκαλεί τα λιγότερα δυνατά προβλή¬ 
ματα στην άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας. 
Ιδίως στα πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης δεν επιτρέ¬ 
πεται να αξιώνονται τεχνικές, επαγγελματικές ή χρη ματο- 
οικονομικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε 
σχέση με το αντικείμενο της σχετικής Σύμβασης Έργσυ ή 
Υπηρεσιών ή της Μικτής Σύμβασης. 

(δ) Αμοιβαία αναγνώριση σημαίνει ότι η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεαύται να δεχθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τους ελέγχους, καθώς επίσης τους τίτλους, τα πιστοποι¬ 
ητικά και τα προσόντα παυ απαιτούνται σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα μέτρο που αναγνω¬ 
ρίζονται ως ισοδύναμα με εκείνα τα οποία απαιτούνται 
στην Ελλάδα. 

(ε) Πραστασίατσυ δημόσιου συμφέροντος σημαίνει ότι 
κατά τη λήψη της απόφασης για την ανάθεση Σύμβασης 
Έργσυ ή Υπηρεσιών ή Μικτής Σύμβασης λαμβάνονται 
υπόψη: 

- οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες και η κατά το δυ¬ 
νατό ελαχιστοποίηση της οικονομικής επιβάρυνσης ή 
συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής, 

- οι ανάγκες των χρηστών για βελτιωμένες υπηρεσίες 
και 

- η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένης τεχνσγνωσίας. 

(στ) Πρσστασίατων δικαιωμάτων των ιδιωτών σημαίνει 
ότι οι αποφάσεις, θετικές, αρνητικές ή απορριπτικές, πρέ¬ 
πει να είναι αιτιολογημένες και να μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο ένδικης προστασίας των Ιδιωτικών Φορέων 
και των ιδιωτών εν γένει. Στην έννοια της ένδικης προστα¬ 
σίας περιλαμβάνεται και η προσωρινή ένδικη προστασία. 

(ζ) Αρχή ταυ ελεύθερου ανταγωνισμού σημαίνει ότι: 

- διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή Υπο¬ 
ψηφίων που είναι ικανοί να εκτελέσουν τα έργα ή να πα- 
ράσχουντις υπηρεσίεςπου επιθυμείη Αναθέτουσα Αρχή, 

- ο διαγωνισμός διεξάγεται με ίσσυς όρους και αντικει¬ 
μενικά κριτήρια και 

- αποτρέπεται η δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπω- 
λιακών καταστάσεων ή στρεβλώσεων. 

(η) Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης σημαίνει ότι κατά τον 
προγραμματισμό και την εκτέλεση των Συμβάσεων Έρ- 
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γου ή Υπηρεσιών ή των Μικτών Συμβάσεων, λαμβάνεται 
υπόψη ότι τσ φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον 
συνιστά αγαθό που προστατεύεται αυτατελώς, προκειμέ- 
νου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και να δια¬ 
φυλαχθούν οι φυσικοί πόροι προς χάρη των επόμενων γε¬ 
νεών. 

Άρθρο 10 
Ανάθεση 

1. Κριτήρια Ανάθεσης 

Η ανάθεση των Συμβάσεων από το Δημόσιο Φορέα που 
ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή γίνεται είτε με το κριτήριο 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προ¬ 
σφοράς είτε με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. 

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προ¬ 
σφορά 

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, η 
Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει και συνεκτιμά, πληντων οικο¬ 
νομικών παραμέτρων και διάφορες άλλες παραμέτρους 
του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως είναι η ποιότητα, η 
τιμή, η τεχνική αρτιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το 
κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα και η τεχνική συν¬ 
δρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παρά¬ 
δοσης ή εκτέλεσης κ.λπ.. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 
προσδιορίζονται με σαφήνεια από την Αναθέτουσα Αρχή 
στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ανάθεσης. Η σχετική στάθ- 
μιση που προσδίδει η Αναθέτουσα Αρχή σε καθένα από τα 
κριτήρια αυτά για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέ¬ 
ρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς πρέπει επί¬ 
σης να γνωστοποιείται στους Υποψηφίους. Η στάθμιση 
αυτή μπορεί να εκφράζεται και με τον καθορισμό ανώτα¬ 
του και κατώτατου ορίου (εύρους). Σε περίπτωση που η 
στάθμιση δεν είναι δυνατή, η Αναθέτουσα Αρχή προσδιο¬ 
ρίζει την προτεραιότητα των κριτηρίων που έχει επιλέξει 
με την κατάρτιση πίνακα, όπου τα κριτήρια αυτά εμφαίνο- 
νται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

3. Ότανη ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμ¬ 
φέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, η Αναθέ¬ 
τουσα Αρχή μπορεί να επιτρέπει την υποβολή εναλλακτι¬ 
κών προσφορών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να επισημαί- 
νεται ρητά στην Προκήρυξη Διαγωνισμού, διαφορετικά οι 
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται από την Αναθέ¬ 
τουσα Αρχή. Στο μέτρο που επιτρέπονται, οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές 
προσφορές, καθώς και ο τρόπος υποβολής τους περι¬ 
λαμβάνονται στην Προκήρυξη ή στα παραρτήματα αυ¬ 
τής. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει υπόψη της αποκλει¬ 
στικά και μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταπο- 
κρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχει ορίσει. 

4. Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές και κρατικές ενι¬ 
σχύσεις 

Όταν οι Προσφορές που κατέθεσαν οι Προσφέροντες 
στην Αναθέτουσα Αρχή εμφανίζονται ασυνήθιστα χαμη¬ 
λές σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος του αντικειμένου 
της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει τις 
Προσφορές αυτές, οφείλει να ζητήσει γραπτώς διευκρι¬ 
νίσεις από τους Προσφέροντες. Όι διευκρινίσεις αυτές 
μπορούν να αφορούν ιδίως στη μέθοδο εκτέλεσης των 
έργων ή της παροχής των υπηρεσιών, τις τεχνικές λύσεις 
που προτείνονται, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
ενδεχομένως συντρέχουν για την εκτέλεση των έργων ή 


την παροχή των υπηρεσιών καιτην ενδεχόμενη χορήγηση 
κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα. Εφόσον διαπι¬ 
στωθεί ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω 
κρατικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στον Προσφέρο¬ 
ντα, η Προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά 
για το λόγο αυτόν μόνο μετά από διαβούλευση με τον 
Προσφέροντα, και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία τάσσει η 
Αναθέτουσα Αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση θα χορηγηθεί 
σε νόμιμα πλαίσια. 

Άρθρο 11 

Διαδικασίες Ανάθεσης 

1. Ανοικτές και κλειστές διαδικασίες 

Για την ανάθεση και σύναψη Μικτών Συμβάσεων, Συμ¬ 
βάσεων Έργου και Συμβάσεων Υπηρεσιών, οι Αναθέτου- 
σες Αρχές εφαρμόζουν είτε Διαδικασίες Ανοικτού Τύπου 
είτε Διαδικασίες Κλειστού Τύπου. 

2. Όροι Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13, οι 
Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν Μικτές Συμ¬ 
βάσεις, Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Υπηρεσιών ακο¬ 
λουθώντας Διαδικασίες Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

3. Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης 

Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 οι 
Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν Συμβάσεις 
Έργου και Συμβάσεις Υπηρεσιών ακολουθώντας Διαδι¬ 
κασίες Διαπραγμάτευσης. 

Άρθρο 12 

Γ ενικές διατάξεις για τη διεξαγωγή 
των Διαδικασιών Ανάθεσης 

1. Ελάχιστα προσόντα και ικανότητες 

Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών που 
περιγράφονται στο άρθρο 9, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που 
οφείλουν να συγκεντρώνουν οι Υποψήφιοι. Τα ελάχιστα 
αυτά προσόντα και ικανότητες αναφέρονται στην Προκή¬ 
ρυξη Διαγωνισμού. 

2. Περιορισμός Υποψηφίων 

Στις Διαδικασίες Κλειστού Τύπου, στις Διαδικασίες Δια¬ 
πραγμάτευσης (εφόσον γίνονται με δημοσίευση Προκή¬ 
ρυξης Διαγωνισμού) και στις Διαδικασίες Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να περιορίζει τον 
αριθμό των Υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να 
υποβάλουν Προσφορά, να διαπραγματευ- θούν ή να συμ- 
μετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο να υπάρχει ικανός 
αριθμός Υποψηφίων. Με την Προκήρυξη Διαγωνισμού, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσδιορίζει τα κριτήρια που προτίθε- 
ται να χρησιμοποιήσει για την επιλογή των Υποψηφίων 
που θα καλέσει, τον ελάχιστο αριθμό Υποψηφίων που 
προβλέπει ότι θα καλέσει και, ενδεχομένως, το μέγιστο 
αριθμό. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά και 
να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των Υποψηφίων. Στις 
Διαδικασίες Κλειστού Τύπου, ο ελάχιστος αριθμός Υπο¬ 
ψηφίων είναι πέντε. Στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 
(εφόσον γίνεται με δημοσίευση Προκήρυξης) και στη Δια¬ 
δικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός 
Υποψηφίων είναι τρεις. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός 
των προσκαλούμενων Υποψηφίων πρέπει να είναι επαρ¬ 
κής ώστε να διασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός. 
Όι Αναθέτουσες Αρχές καλούν αριθμό Υποψηφίων του¬ 
λάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό Υποψηφίων που 
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έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Αν ο αριθμός των Υπο¬ 
ψηφίων, που ικανοποι-ούν τα κριτήρια επιλογής και τα 
ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που έχουν καθορισθεί 
με την Προκήρυξη, είναι μικρότερος από το ελάχιστο 
όριο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συνεχίζει τη Διαδικα¬ 
σία Ανάθεσης καλώντας τον Υποψήφιο ή τους Υποψηφί¬ 
ους που πληρούν τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη Δια¬ 
δικασία Ανάθεσης πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αίτηση 
συμμετοχής ή Υποψηφίους που δεν συγκεντρώνουν τα 
ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που έχουν καθορισθεί. 

Άρθρο 13 

Ανταγωνιστικός διάλογος 

1. Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συμβάσεις 

Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συμβάσεις, η Αναθέτουσα 
Αρχή, και εφόσον κρίνει ότι η τήρηση Διαδικασίας Ανοι¬ 
κτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει την ανάθεση 
συγκεκριμένης Σύμβασης, μπορεί να προσφύγει στη Δια¬ 
δικασία Ανταγωνιστικού Διαλάγου σύμφωνα με το άρθρο 
αυτά. 

2. Κριτήριο ανάθεσης Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Δια¬ 
λόγου 

Στη Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η ανάθεση 
της Σύμβασης Σύμπραξης πραγματοποιείται αποκλειστι¬ 
κά και μόνο με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
απά οικονομική άποψη Προσφοράς. 

3. Προσδιορισμός αναγκών και απαιτήσεων της Αναθέ- 
τουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει Προκήρυξη Διαγωνι¬ 
σμού η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των αναγκών και 
απαιτήσεών της οι οποίες μπορούν να περιέχονται, εφά- 
σον αυτά απαιτείται, και σε παραρτήματα της Προκήρυ¬ 
ξης· 

4. Διεξαγωγή διαλάγου και προσδιορισμάς των προ- 
σφοράτερων λύσεων 

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει με τους Υποψηφίους 
που επελέγησαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 
σε διάλογο, σκοπάς του οποίου είναι η διερεύνηση και ο 
προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιή¬ 
σουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη 
διάρκεια του διαλάγου αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή εξα¬ 
σφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των Υποψηφίων μερι- 
μνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας επακρι¬ 
βώς πληροφόρησης σε όλους τους Υποψηφίους. Οι λύ¬ 
σεις, προτάσεις και εν γένει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που περιέρχονται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής από 
έναν Υποψήφιο είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιού¬ 
νται στους άλλους Υποψηφίους χωρίς τη συναίνεσή του. 

5. Διάλογος σε διαδοχικές φάσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβλέψει ότι η Διαδι¬ 
κασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου δύναται να διεξαχθεί και 
σε διαδοχικές φάσεις, σετρόπο ώστε να μειώνεται ο αριθ¬ 
μός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου 
με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρο- 
νται στην Προκήρυξη Διαγωνισμού. Μνεία της δυνατάτη- 
τας αυτής περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη Διαγωνισμού 
ή και σε ξεχωριστό έγγραφο το οποίο και γνωστοποιείται 
σε όλους τους Υποψηφίους. 

6. Αήξη Διαλόγου και υποβολή Προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέγει τη λύση ή τις λύσεις 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της, κηρύσ¬ 
σει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους 


Υποψηφίους, τους οποίους καλεί να υποβάλουν την τελι¬ 
κή Προσφορά τους, με βάση τη λύση ή τις λύσεις που επε¬ 
λέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. 

7. Πληρότητα Προσφορών 

Οι Προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία 
που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της λύσης που επι- 
λέχθηκε κατά τη διαδικασία του διαλόγου. 

8. Παροχή διευκρινίσεων, συμπληρώσεις και προϋπο¬ 
θέσεις αυτών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσοντο κρίνει σκόπιμο, 
να ζητά απά τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρι¬ 
νίσεις σχετικά με τις Προσφορές τους ή να τις συμπλη¬ 
ρώνουν, εφάσον οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές: 

- δεν επιφέρουν τροποποίηση των βασικών στοιχείων 
της Προσφοράς, 

- δεν προξενούν στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

- δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε Προ- 
σφέροντος. 

9. Αξιολάγηση Προσφορών. Επιλογή της πλέον συμφέ¬ 
ρουσας απά οικονομική άποψη Προσφοράς 

Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις Προσφορές με βάση 
τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην Προ¬ 
κήρυξη και επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη Προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 10. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά απά 
τον Προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη Προσφορά είτε να παράσχει διευ¬ 
κρινίσεις σχετικά με την Προσφορά του είτε να τη συ¬ 
μπληρώσει, εφόσον η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή: 

- δεν επιφέρει τροποποίηση των βασικών στοιχείων της 
Προσφοράς του Προσφέροντος, 

- δεν προξενεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

- δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου 
Προσφέροντος. 

10. Απονομή βραβείων 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφάσον κρίνει ότι το κόστος της 
συμμετοχής στη Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου εί¬ 
ναι υψηλό, δύναται να απονέμει βραβεία ή να καταβάλει 
μέρος του σχετικού κόστους στους Προσφέροντες. Σχε¬ 
τική μνεία πρέπει να γίνεται στην Προκήρυξη. 

Άρθρο 14 

Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης 

1. Περιπτώσεις εφαρμογής μετά απά Προκήρυξη Δια¬ 
γωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέτει και να συνάπτει 
Συμβάσεις Έργου, Υπηρεσιών ή Μικτές Συμβάσεις εφαρ- 
μάζοντας τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, μετά από τη 
δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) Μετά απά Διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου εφόσον: 

αα) οι Προσφορές που κατατέθηκαν είτε ήσαν απαρά¬ 
δεκτες με βάση διάταξη νόμου είτε δεν ανταποκρίνονταν 
στους όρους και προϋποθέσεις του νόμου αυτού και δη 
του άρθρου 15 ή της Προκήρυξης, 

ββ) οι όροι της προτεινόμενης Σύμβασης δεν τροποποι¬ 
ούνται ουσιωδώς σε σχέση με τους όρους που είχαν προ- 
ταθεί κατά την προηγηθείσα διαδικασία Ανοικτού ή Κλει¬ 
στού Τύπου ή Ανταγωνιστικού Διαλάγου. 

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άτανπράκειται για έργα 
ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι 
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό 
των τιμών. 
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(γ) Όταν πρόκειται για Σύμβαση Υπηρεσιών και δη για 
παρσχές διαναητικής εργασίας, εφόσον η φύση των υπη¬ 
ρεσιών ή εργασιών αυτών είναι τέτοια ώστε οι προδια¬ 
γραφές της Σύμβασης να μην είναι δυνατό να καθορίζο¬ 
νται με επαρκή ακρίβεια και για το λόγο αυτόν να μην εί¬ 
ναι εφικτή η ανάθεση της Σύμβασης με επιλογή της 
καλύτερης Προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουντις Διαδικασίες Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου. 

(δ) Στις Συμβάσεις Έργων, για τα έργα που εκτελούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποί¬ 
ησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή 
την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 

2. Διαπραγμάτευση Προσφορών 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
η Αναθέτουσα Αρχή διαπραγματεύεται με τους Προσφέ- 
ροντεςτις Προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, προκειμέ- 
νου να τις προσαρμάζουν στις προδιαγραφές της Π ροκή- 
ρυξης με απώτερο σκοπά να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
Προσφορά. 

3. Κριτήριο ανάθεσης 

Κατά τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, η ανάθεση της 
Σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά και μάνο με 
βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας απά οικονομι¬ 
κή άποψη Προσφοράς. 

4. Ίση μεταχείριση 

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων 
των Προσφερόντων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την 
παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφάρησης σε όλους. 
Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί 
διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορι¬ 
σμένους Προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 

5. Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σε διαδοχικές φάσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβλέψει ότι Διαδικα¬ 
σία Διαπραγμάτευσης δύναται να διεξαχθεί και σε διαδο¬ 
χικές φάσεις με τρόπο που να μειώνει τον αριθμό των 
Προσφορών που εξετάζονται με την εφαρμογή των κρι¬ 
τηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην Προκήρυξη Δια¬ 
γωνισμού. Μνεία της δυνατάτητας αυτής περιλαμβάνεται 
στην Προκήρυξη Διαγωνισμού ή και σε ξεχωριστά έγγρα¬ 
φο το οποίο και γνωστοποιείται σε άλσυς τους Υποψηφί¬ 
ους. 

Άρθρο 15 

Λόγοι αποκλεισμού Υποψηφίων. 

Χρηματοοικονομική επάρκεια. Αξιολόγηση. 

Προσόντα και ικανότητες Υπαψηφίαυ 

1. Λόγοι αποκλεισμού 

Στα πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης και πριν από την 
ανάθεση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει αν 
δεν συντρέχει λάγος απσκλεισμού Υποψηφίων ή Προ- 
σφεράντων. Συγκεκριμένα: 

(α) Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει τη συμμετοχή στις 
Διαδικασίες Ανάθεσης οπσιουδήποτε Υπσψηφίσυ πσυ εί¬ 
τε ο ίδιος είτε τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσία εκ¬ 
προσώπησής τσυ ή δύνανται να τον ελέγχουν, έχουν κα¬ 
ταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικσύ δικαστηρί¬ 
ου για αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τριών μηνών και άνω ή κάθειρξης. Για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά 
απά ταυς Υποψηφίους να υποβάλουν σχετικά έγγραφα. 
Όταν ο Υποψήφιας δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλά¬ 
δα, αλλά προέρχεται απά άλλο κράτος - μέλος της Ευρω¬ 


παϊκής Ένωσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά τη 
συνεργασία των αρμάδιων αρχών του κράτους - μέλους 
του Υποψηφίου. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει 
σποισνδήπστε Υποψήφια ή Προσφέροντα από τη συμμε¬ 
τοχή ή την περαιτέρω συμμετοχή στις Διαδικασίες Ανά¬ 
θεσης, εφάσον: 

αα) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάρι¬ 
ση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικά συμβιβασμό ή 
σε οποιαδήπστε ανάλογη κατάσταση πσυ προκύπτει απά 
παρόμοια διαδικασία πραβλεπόμενη είτε από τις διατά¬ 
ξεις της ελληνικής νομσθεσίας είτε από τις διατάξεις της 
νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του, 
ββ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό¬ 
μοια διαδικασία πραβλεπόμενη είτε από τις διατάξεις της 
ελληνικής ναμαθεσίας είτε από τις διατάξεις της νομοθε¬ 
σίας της χώρας καταγωγής ταυ, 
γγ) έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την επαγ¬ 
γελματική του διαγωγή, με απόφαση που έχει ισχύ δεδι- 
κασμένου, σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας είτε με τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώ¬ 
ρας καταγωγής του, 

δδ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
το οποίο αποδεδειγμένως διαπίστωσε με οποιοδήπστε 
μέσα η Αναθέτουσα Αρχή, 

εε) δεν έχει εκπληρώσειτις υποχρεώσεις του όσον αφο¬ 
ρά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 
είτε με τις διατάξεις της νσμοθεσίας της χώρας καταγω¬ 
γής του, 

στστ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φάρων και τελών σύμφωνα είτε 
με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε με τις δια¬ 
τάξεις της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης ή σύστα¬ 
σής του, 

ζζ) προέβη αποδεδειγμένως σε σοβαρές ψευδείς δη¬ 
λώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτού¬ 
νται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής ή όταν δεν 
έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

2. Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει την 
σικοναμική καιχρηματαοικονομική επάρκεια των Υπσψη- 
φίων ή Προσφερόντων, περιλαμβανομένων και των στοι¬ 
χείων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως (γ) της παρα¬ 
γράφου 1 του άρθρου 18 , αλλά και στοιχείων σχετικά με 
την πιστσληπτική τους ικανάτητα. Γιατον έλεγχο αυτάν, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μεταξύ άλλων, να ζητά απά 
τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες να προσκομίζουν 
στοιχεία απά τα οποία να προκύπτει: 

α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης ή υποστήρι¬ 
ξης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην 
Προκήρυξη Διαγωνισμού, 

β) η οικονομική τους κατάσταση (όπως δια μέσου ισο¬ 
λογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών), 
γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών τους ή ο κύ¬ 
κλος εργασιών τους στον τομέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τε¬ 
λευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 
δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον Υποψήφιο 
ή Προσφέροντα κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της 
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σύμβασης ή να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του 
(όπως δια μέσου δήλωσης του τρίτου), εφόσον γίνεται 
επίκληση τέτοιας δέσμευσης, 
ε) εφόσον ο Υποψήφιος ή Προσφέρων είναι κοινοπρα¬ 
ξία, η φύση και έκταση της δέσμευσης για οικονομική 
συμμετοχή των προσώπων που την απαρτίζουν ή τρίτων 
(όπως δια μέσου δήλωσης ή βεβαίωσης χορηγούμενης 
από τα μέλη της κοινοπραξίας), 
στ) η πιστοληπτική τους ικανότητα (όπως δια μέσου βε¬ 
βαίωσης διεθνούς οργανισμού αξιολόγησης από όπου να 
προκύπτει η σχετική διαβάθμιση). 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος ή Προσφέρων, για βά¬ 
σιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολο- 
γητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδει- 
κνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρ¬ 
κεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο. 

3. Αξιολάγηση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτή¬ 
των 

Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται στις παρα¬ 
γράφους 1 και 2, η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις τεχνι¬ 
κές και επαγγελματικές ικανότητες των Υποψηφίων ή 
Προσφερόντων. 

(α) Οι τεχνικές ικανότητες των Υποψηφίων ή Προσφε¬ 
ρόντων μπορούν να αποδεικνύονται με έναν ή περισσότε¬ 
ρους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύ¬ 
ση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση του 
αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, για τις ανά¬ 
γκες της ανωτέρω αξιολάγησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύ- 
ναται να ζητά: 

αα) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτε- 
λεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, με τα πιστοποι¬ 
ητικά και στοιχεία απά τα οποία προκύπτει η ορθή εκτέλε¬ 
σή τους, το σχετικά ποσά, ο τάπας και ο χράνος πραγμα¬ 
τοποίησής τους και η έγκαιρη και προσήκουσα 
αποπεράτωσή τους, 

ββ) υποβολή καταλάγουτωνκυριάτερωνπαραδάσεων 
ή των κυριάτερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν ή 
παρασχέθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφο¬ 
ρά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του πα¬ 
ραλήπτη, 

γγ) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στον Υποψήφιο ή 
Προσφέροντα είτε όχι, 

δδ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέ- 
τρωνπου λαμβάνει ο Υποψήφιος ή Προσφέρων για τη δια¬ 
σφάλιση της ποιάτητας και περιγραφή του εξοπλισμού 
μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του, 
εε) αναφορά επαγγελματικών προσόντων του Υποψη¬ 
φίου ή Προσφέροντα ή αναφοράτωντίτλων σπουδώντων 
διευθυντικών στελεχών του ιδίως των υπευθύνων για την 
παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών, 
στστ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρι¬ 
σης που μπορεί να εφαρμάζει ο Υποψήφιος ή Προσφέρων 
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, άπου αυτά ενδείκνυται, 
ζζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλλη- 
λικά δυναμικό του Υποψηφίου ή Προσφέροντος και για 
τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησής του κατά την 
τελευταία τριετία, 

ηη) δήλωση σχετικά μετά μηχανήματα, τις εγκαταστά¬ 
σεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο Υποψήφιος 
ή Προσφέρων για την εκτέλεση της Σύμβασης, 

θθ) αναφορά του τμήματος του αντικειμένου της Σύμ- 


βασηςτο οποίο ο Υποψήφιος ή Προσφέρωνπροτίθεταινα 
αναθέσει σε τρίτους υπά μορφή υπεργολαβίας, καθώς 
και περιγραφή των βασικών όρων της υπεργολαβίας, 
ιι) εφόσον γίνεται επίκληση οικονομικής στήριξης τρί¬ 
του για τις ανάγκες της εκτέλεσης της Σύμβασης, βεβαι- 
ώσειςτου τρίτου αυτού απά τις οποίες να προκύπτει η δέ¬ 
σμευσή του να αναλάβει το σύνολο ή μέρος του σχετικού 
κόστους, 

ιαια) προκειμένου για κοινοπραξία, βεβαίωση από την 
οποία να προκύπτει η φύση και έκταση της δέσμευσης για 
οικονομική συμμετοχή των προσώπων που την απαρτί¬ 
ζουν ή τρίτων. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά απά τους Υποψηφίους ή 
Προσφέροντες να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζουν 
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικά. Στις Συμβά¬ 
σεις Υπηρεσιών, εφόσον οι Υποψήφιοι ή Προσφέροντες 
πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συ¬ 
γκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παρά¬ 
σχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα προέλευσης ή σύ¬ 
στασής τους, η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να τους 
ζητά να αποδείξουν άτι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή άτι 
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

(γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Υποψη¬ 
φίους ή Προσφέροντες να προσκομίσουν πιστοποιητικά 
που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και βε¬ 
βαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των Υποψηφίων ή Προ¬ 
σφερόντων ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιό¬ 
τητας, πρέπει να παραπέμπει σε συστήματα διασφάλισης 
ποιάτητας που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πράτυ- 
πα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. Η Αναθέ¬ 
τουσα Αρχή οφείλει να αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστο¬ 
ποιητικά που εκδίδουν οργανισμοί που εδρεύουν σε άλλα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(δ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Υποψη¬ 
φίους ή Προσφέροντες να προσκομίσουν πιστοποιητικά 
που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και βε¬ 
βαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των Υποψηφίων ή Προ¬ 
σφερόντων ορισμένων προτύπων περιβαλλοντικής δια¬ 
χείρισης, πρέπει να παραπέμπει είτε στο Ευρωπαϊκό Σύ¬ 
στημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑ3) είτε 
σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται 
σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 

(ε) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους Υποψηφί¬ 
ους ή Προσφέροντες να συμπληρώνουν ή να διευκρινί¬ 
ζουν τα έγγραφα που υπέβαλαν στα πλαίσια των Διαδικα¬ 
σιών Ανάθεσης. 

(στ) Ό τράπος και ο χράνος προσκάμισής τους καθορί¬ 
ζονται απά την Αναθέτουσα Αρχή με την Προκήρυξη. 

Άρθρο 16 

Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή διατάξεων του ν. 3049/2002 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση των 
διαδικασιών ανάθεσηςτων άρθρων 9 έως 15, η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. 
με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και με τήρηση των 
γενικών αρχών του άρθρου 9 , δύναται να ενεργήσει ως 
Αναθέτουσα Αρχή με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3049/2002. Στην περίπτωση 
αυτή, κάθε αναφορά στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρα¬ 
τικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) νοείται ως αναφορά στη Δ.Ε.Σ.Δ.I.Τ. 
και κάθε αναφορά στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικο¬ 
ποιήσεων (Ε.Γ.Α.) νοείται ως αναφορά στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αρθρο 17 

Σύμβαση Σύμπραξης 

1. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης, καθώς και τα Παρεπόμενα 
Σύμφωνα περιλαμβάνουν τους άρους και τις ρυθμίσεις 
που καθορίστηκαν από το Δημόσιο Φορέα με τη σχετική 
Προκήρυξη κατά τη Διαδικασία Ανάθεσης και συνιστούν 
το μάνο συμβατικό πλαίσιο που δεσμεύει τους εμπλεκό¬ 
μενους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. 

Στις Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του 
νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι όροι της Σύμβασης Σύ¬ 
μπραξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Περιεχόμενο Συμβάσεων Σύμπραξης 

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα 
περιλαμβάνουν σαφή και αναλυτική περιγραφή των δι¬ 
καιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών σε σχέση με 
το αντικείμενο της Σύμπραξης. Ειδικάτερα, με τις άνω 
Συμβάσεις προβλέπονται ιδίως τα ακάλουθα: 

(α) Το αντικείμενο της Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων και των προδιαγραφών του έργου ή της υπηρεσίας, 
το καταβλητέο στον Ιδιωτικό Φορέα συμβατικό αντάλ¬ 
λαγμα και οι διατάξεις βάσει των οποίων θα επιμερίζονται 
μεταξύ των συμβαλλομένων τα ανταλλάγματα που τυχόν 
καταβάλλονται απά τους τελικούς χρήστες για τη χρήση 
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας. 

(β) Ο τράπος άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και 
λειτουργίας του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας εί¬ 
τε μέσω ανεξάρτητων εταιρειών που ο Δημόσιος και ο 
Ιδιωτικός Φορέας προσλαμβάνουν από κοινού για το σκο¬ 
πό αυτόν είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημο¬ 
σίου. 

(γ) Οι μέθοδοι διασφάλισης της ποιάτητας κατά την 
εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπη¬ 
ρεσίας. 

(δ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της 
Σύμπραξης, οι προϋποθέσεις τροποποίησής του, οι ποινι¬ 
κές ρήτρες και τα ανταλλάγματα σε περίπτωση υπέρβα¬ 
σης ή σύντμησης αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος αυ¬ 
τού, η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς 
και οι προϋποθέσεις της παράτασης ή σύντμησης της 
διάρκειας αυτής. 

(ε) Ο τράπος με τον οποίο θα παραχωρείται στον Ιδιωτι¬ 
κό Φορέα η χρήση ή η εκμετάλλευση των παγίων στοιχεί¬ 
ων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και λειτουργία 
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας και τα τυχόν προ- 
βλεπόμενα ανταλλάγματα. 

(στ) Ο τρόπος χρηματοδότησης της υλοποίησης του 
αντικειμένου της Σύμπραξης. 

(ζ) Η τυχόν απαιτούμενη εκ μέρους του Δημόσιου Φο¬ 
ρέα έγκριση των χρηματοδοτικών συμβάσεων του Ιδιωτι¬ 
κού Φορέα, καθώς και της διαδικασίας τροποποίησής 
τους. 

(η) Η κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών και οι 
συνέπειες επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα 
βία. 

(θ) Οι ασφαλιστικές καλύψεις του αντικειμένου της Σύμ¬ 
βασης ή του Ιδιωτικού Φορέα. 

(ι) Η προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτή¬ 
των. 

(ια) Η κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιο¬ 
μηχανικής ιδιοκτησίας. 


(ιβ) Ο τράπος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ¬ 
λευσης του αντικειμένου της Σύμπραξης. 

(ιγ) Το ύψος των ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται 
για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας απά τους χρή¬ 
στες, ο τράπος είσπραξής τους, καθώς και οι λάγοι και 
τρόποι αναπροσαρμογής τους. 

(ιδ) Ο τρόπος επιμερισμού, μεταξύ του Δημόσιου και 
του Ιδιωτικού Φορέα, των ωφελειών που θα προκύψουν, 
είτε από την τυχόν αναχρηματοδότηση των δανείων του 
Ιδιωτικού Φορέα είτε μετά την επίτευξη ενάς συγκεκριμέ¬ 
νου ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του. 

(ιε) Η έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο Ιδιωτικός 
Φορέας για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση, λει¬ 
τουργία και συντήρηση του έργου ή την προσήκουσα πα¬ 
ροχή της υπηρεσίας. 

(ιστ) Η υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των δα¬ 
νειστών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και οι περι¬ 
πτώσεις που αυτή επιτρέπεται, καθώς και κάθε σχετικά 
θέμα. 

(ιζ) Η καταβολή αποζημιώσεων και η εν γένει αποκατά¬ 
σταση της προκληθείσας ζημίας στις περιπτώσεις που 
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αθετεί τις συμ¬ 
βατικές του υποχρεώσεις. 

(ιη) Οι λόγοι καταγγελίας κάθε σύμβασης και οι συνέ- 
πειές της. 

(ιθ) Το εφαρμοστέο δίκαιο. 

(κ) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

(κα) Η σειρά προτεραιότητας των τυχόν προσαρτημά¬ 
των ή παραρτημάτων κάθε σύμβασης. 

(κβ) Η εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουρ¬ 
γίας και συντήρησης που περιλαμβάνεται στα τεύχη δη- 
μοπράτησης. 

(κγ) Ο καθορισμός των διαδικασιών παράδοσης του έρ¬ 
γου στο Δημάσιο μετά τη λήξη της περιόδου εκμετάλλευ¬ 
σης, οι τυχάν υποχρεώσεις εκπαίδευσης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Φορέα στο Δημόσιο Φορέα, 
οι προδιαγραφές του αντικειμένου κατά την παράδοση 
και οι εγγυήσεις καθώς και ο χράνος αυτών μετά την ανά¬ 
ληψη του έργου ή της υπηρεσίας απά το Δημάσιο Φορέα. 

(κδ) Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο¬ 
μένων και χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας. 

(κε) Η τυχόν διαδικασία επίλυσης διαφορών από Επι¬ 
τροπή Εμπειρογνωμόνων που ορίζουν από κοινού τα συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη. 

Αρθρο 18 

Θέματα χρηματοδότησης 

1. Χρηματοοικονομική επάρκεια και απόδειξη αυτής 
Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού της παραγράφου 4 του άρ¬ 
θρου 1, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή την πα¬ 
ροχή υπηρεσιών στα πλαίσια Συμπράξεων, φέρουν την 
ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηματοδάτησης που απαι¬ 
τείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσε- 
ών τους απά τις σχετικές Συμβάσεις Σύμπραξης ή και τα 
Παρεπόμενα Σύμφωνα, οφείλουν δε να προσκομίζουν 
στους Δημόσιους Φορείς στοιχεία από τα οποία να προ¬ 
κύπτεις διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκείγια 
την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που ανα¬ 
λαμβάνονται από αυτές σύμφωνα με τη οχετική Προκή¬ 
ρυξη. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει ιδίως: 

(α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, 

(β) τα κεφάλαια που εξασφαλίζει η Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού με οποιαδήποτε μορφή δανείου ή πίστωσης και 
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ιδίως με δάνεια, ομολογίες και τιτλοποίηση μελλοντικών ή 
υφιστάμενων απαιτήσεων, 

(γ) τις αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις που απαι¬ 
τούνται για παροχή των υπά (α) και (β) ανωτέρω κεφαλαί¬ 
ων ή πιστώσεων, 

(δ) τους πάρους απά την εκμετάλλευση του αντικειμέ¬ 
νου της Σύμπραξης κατά την κατασκευαστική περίοδο. 

2. Συμμετοχή Δημάσιων Φορέων και μορφές αυτής - Άλ¬ 
λα ανταλλάγματα 

(α) Στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων ή της 
παροχής των υπηρεσιών που υπάγονται στο νόμο αυτόν, 
μπορούν να συμμετέχουν και οι Δημόσιοι Φορείς. Η συμ¬ 
μετοχή αυτή μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος. Στην 
τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει τη μορφή ανταλ¬ 
λαγμάτων όπως ενδεικτικά είναι η παραχώρηση ακινήτων 
κατά χρήση (εν άλω ή εν μέρει), η παραχώρηση εμπράγ¬ 
ματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και η εκχώρηση δικαιω¬ 
μάτων εκμετάλλευσης έργων. Στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα που παρέχονται 
στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεν μπορεί να εκτείνονται 
και στο διάστημα που ακολουθεί μετά τη λήξη της Σύμβα¬ 
σης Σύμπραξης. 

(β) Οι Δημόσιοι Φορείς επιτρέπεται να συμμετέχουν και 
στην εκμετάλλευση του αντικειμένου της Σύμπραξης. 

(γ) Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Δημόσιου Φο¬ 
ρέα και η μορφή ή οι μορφές που θα μπορεί να λάβει, πρέ¬ 
πει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στη σχετική Προκή¬ 
ρυξη. 

3. Απευθείας συμβάσεις με τους δανειστές 

Για τις ανάγκες της ρύθμισης ειδικών θεμάτων και την 
εν γένει διευκόλυνση της χρηματοδότησης της εκτέλε¬ 
σης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών, οι Δημόσι¬ 
οι Φορείς δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις και με τους 
δανειστές της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων 
ή υπηρεσιών 

1. Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης συμβατικού 
ανταλλάγματος 

Όταν το συμβατικό αντάλλαγμα της Εταιρείας Ειδικού 
Σκοπού εισπράττεται, εν άλω ή εν μέρει, απευθείας από 
τους τελικούς χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, η δια¬ 
δικασία είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.. 

2. Συνδρομή του Δημόσιου Φορέα 

Ο εκάστοτε εμπλεκόμενος Δημόσιος Φορέας, καθώς 
και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή παρέχει κάθε συν¬ 
δρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε η Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού να δύναται να εισπράττει απρόσκοπτα τα ποσά 
της προηγούμενης παραγράφου που αποτελούντο συμ¬ 
βατικό της αντάλλαγμα. 

Άρθρο 20 
Έκδοση αδειών 

Η έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη με¬ 
λέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλ¬ 
λευση και συντήρηση των έργων ή και την παροχή των 
υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής γί¬ 
νεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδι¬ 
κού Σκοπού. Οι άδειες αυτές λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί. 


αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες για την έκδοσή τους αρ¬ 
χές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση 
έκδοσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημε¬ 
ρών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εται¬ 
ρεία Ειδικού Σκοπού. Αίτημα για χορήγηση άδειας λογί¬ 
ζεται ότι έχει υποβληθεί νομίμως μόνο: (α) εάν συνοδεύε¬ 
ται από τα δικαιολογητικά που είναι κατά νόμο 
απαραίτητα για την έκδοση της άδειας αυτής και (β) έχει 
τύχει προελέγχου πληρότητας φακέλου υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι ο προέλεγχος αυτός προβλέπεται από την κεί¬ 
μενη νομοθεσία. 

Άρθρο 21 

Αρχαιολογικά ευρήματα 

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρ¬ 
κεια της κατασκευής ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδο¬ 
ποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί 
αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υπο- 
χρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημε¬ 
ρών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση 
της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη 
η άνω προθεσμία, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να 
ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγή¬ 
σει χρονική παράταση των προβλεπόμενων συμβατικών 
προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε 
από τη μη συμμόρφωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί να προκόψει 
για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για 
την προστασία των ευρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρ¬ 
θωση της ζημίας που τυχόν υπέστη από την καθυστέρη¬ 
ση. 

Άρθρο 22 

Προστασία του περιβάλλοντος 

1. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση μελέτες ή προμελέ¬ 
τες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονούνται και ε-γκρί- 
νονται και οι επιβαλλόμενοι περιβαλλοντικοί όροι καθορί¬ 
ζονται πριν από την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης. 
Αν ο εμπλεκόμενος Δημόσιος Φορέας, για λόγους που 
δεν θα μπορούσε να έχει εξαρχής προβλέψει ακόμη και με 
καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, επιβάλλει πρόσθετους 
όρους, τότε οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού για κάθε πρόσθετο κόστος ή δαπάνη της. 

2. Μέτρα αυξημένης προστασίας 

Στη Σύμβαση Σύμπραξης μπορεί να προβλέπονται μέ¬ 
τρα αυξημένης προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, εφόσον τα μέτρα αυτά είχαν περιληφθεί 
στη σχετική Προκήρυξη. 

Άρθρο 23 
Απαλλοτριώσεις 

1. Κατεπείγον - Κόστος - Απόφαση 

Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού ή 
η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών, όπου 
αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δη¬ 
μόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες και μεί- 
ζονος σημασίας υπό την προϋπόθεση ότι η εξυπηρέτηση 
σκοπών δημόσιας ωφέλειας στοιχειοθετείται στην οικεία 
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εγκριτική πράξη της απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση 
των ιδιοκτησιών αυτών ή η σύσταση εμπράγματων δικαι¬ 
ωμάτων επ’ αυτών γίνεται υπέρ του εμπλεκάμενου κάθε 
φορά Δημόσιου Φορέα. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Αν πα- 
ρέλθει άπρακτη η τακτή προθεσμία για την ολοκλήρωση 
της απαλλοτρίωσης ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιω¬ 
μάτων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει 
και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρο¬ 
νική παράταση των προβλεπόμενων συμβατικών προθε¬ 
σμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να 
ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας που τυχόν υπέστη από 
την καθυστέρηση. 

2. Χαρακτηρισμός 

Αν η απαλλοτρίωση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώ¬ 
ματος επί των παραπάνω ιδιοκτησιών γίνεται με δαπάνες 
της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, οι δαπάνες αυτές συνι- 
στούν αντάλλαγμα για τη χρήση των ιδιοκτησιών αυτών ή 
των επ' αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

Άρθρο 24 

Δημόσιες Υπηρεσίες και Εργασίες 
Οργανισμών Κσινής Ωφέλειας 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι Οργανι¬ 
σμοί Κοινής Ωφέλειας προβαίνουν αμέσως και κατά προ¬ 
τεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και στις ενέργειες 
αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για 
την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ή την πα¬ 
ροχή των υπηρεσιών του νόμου αυτού. Αν οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής 
Ωφέλειας δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρε¬ 
ώσεις τους, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζη¬ 
τήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει 
χρονική παράταση των προβλεπόμενων συμβατικών προ¬ 
θεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε απάτη 
μη συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Ειδι¬ 
κού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζη¬ 
μίας που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Αρθρο 25 

Εκχώρηση απαιτήσεων 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που συμβάλλονται σε Συμ¬ 
βάσεις Σύμπραξης δύνανται να εκχωρούν μέρος ή το σύ¬ 
νολο των συμβατικών τους αξιώσεων, υφιστάμενων και 
μελλοντικών, εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή είναι δυ¬ 
νατόν να προσδιορισθούν με οποιονδήποτε τρόπο, σε πι¬ 
στωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε εποπτεία 
κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρ¬ 
χής, τα οποία συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της υλο¬ 
ποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης ή 
συμβάλλονται με τέτοια πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ¬ 
ματα ή οποιαδήποτε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που υπόκεινται σε εποπτεία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, 
όπως εκδοχέως, διαδόχου ή αντισυμβαλλομένου προς 
εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τη χρηματοδότη¬ 
ση αυτή. Επιτρέπεται επίσης η ως άνω εκχώρηση σε αλ¬ 
λοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες ειδικού σκοπού προς το 
σκοπό τιτλοποίησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 
3156/2003. 


Αρθρο 26 

Κύρος εμπράγματων ασφαλειών 

1. Μεταγενέστερη πτώχευση 

Το κύρος των εμπράγματων ασφαλειών που παρασχέ¬ 
θηκαν οποτεδήποτε από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή 
οποιονδήποτε τρίτο υπέρ οποιουδήποτε πιστωτικού ή 
χρηματοδοτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε άλλου χρη¬ 
ματοπιστωτικού ιδρύματος που υπόκειται σε εποπτεία κε¬ 
ντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής 
ή Δημόσιου Φορέα ή τρίτου προς εξασφάλιση απαιτήσε- 
ών τους κατά της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού από τη χρη¬ 
ματοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ή παρεπόμενη 
σύμβαση ή πράξη για την εκτέλεση των έργων ή την πα¬ 
ροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο¬ 
γής του νόμου αυτού, δεν θίγεται από την επιβολή οποι- 
ουδήποτε συλλογικού μέτρου ικανοποίησης των πιστω¬ 
τών, που συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της εξουσίας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ή του τρίτου που συνέστησε 
την ασφάλεια, ούτε από την υποβολή σχετικής αίτησης 
κατ’ αυτών. Το ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται για μελλοντι¬ 
κές απαιτήσεις, η γένεση των οποίων επέρχεται μετά την 
επιβολή του συλλογικού μέτρου ή την υποβολή της σχετι¬ 
κής αίτησης. 

2. Ενδεικτική απαρίθμηση 

Το απρόσβλητο των εμπράγματων ασφαλειών σύμφω¬ 
να με την προηγούμενη παράγραφο ισχύει ιδίως: 

(α) σε υποθήκες ή προσημειώσεις, που εγγράφονται με 
οποιονδήποτε τίτλο, μετά την εγγραφή τους, 

(β) σε ενέχυρα με ή χωρίς παράδοση κατά τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα, του ν.δ. 177/13.8.1923 ή και τις δια¬ 
τάξεις του V. 2844/2000 με αντικείμενο κινητά πράγματα 
ή ομάδα πραγμάτων, μετά τη νομότυπη σύστασή τους, 
(γ) σε ενέχυρα ή εξασφαλιστικές εκχωρήσεις με αντι¬ 
κείμενο παρούσες ή μέλλουσες απαιτήσεις ή και ομάδες 
απαιτήσεων που προσδιορίζονται ως σύνολο σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 2844/2000 
(ΦΕΚ 220 Α'), μετά τη νομότυπη σύσταση του ενεχύρου ή 
την αναγγελία της εκχώρησης και 
(δ) σε περιπτώσεις παροχής κυμαινόμενης ασφάλειας 
σύμφωνα μετά άρθρα 15 έως και 18του ν. 2844/2000, με¬ 
τά τη νομότυπη σύσταση του ενεχύρου ή την αναγγελία 
της εκχώρησης. 

3. Δανειστές εις ολόκληρο 

Οι κάθε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθή¬ 
κες, προσημειώσεις, ενέχυρα, εξασφαλιστικές εκχωρή¬ 
σεις, που παρέχονται προς εξασφάλιση απαιτήσεων από 
δάνεια ή άλλες πιστώσεις και χορηγούνται από κοινοπρα¬ 
ξία πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε επο¬ 
πτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτη¬ 
της αρχής, για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρε¬ 
σιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυ¬ 
τού μπορούν, εφόσον οι δανειστές είναι δανειστές εις 
ολόκληρο για το σύνολο ή μέρος του δανείου ή της πί¬ 
στωσης κατά την έννοια του άρθρου 489 του Αστικού Κώ¬ 
δικα, να εγγράφονται, να συνιστώνται ή να συνάπτονται 
για το σύνολό τους (ή το αντίστοιχο μέρος τους) υπέρ 
ενός εκπροσώπου των δανειστών, ο οποίος ορίζεται στην 
οικεία πιστωτική σύμβαση και ασκεί όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από τις ασφάλειες αυτές ως ενυπόθηκος 
ή ενεχυρούχος δανειστής ή ως εκδοχέας. Εφόσον η χρη- 
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ματοδότηση πραγματοποιείται με έκδοση ομολογιακού 
δανείου, οι σχετικές εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες 
λαμβάνονται απά τον εκπράσωπο των ομολογιούχων κα¬ 
τά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 

Άρθρο 27 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που 
αναφέρονται σε απαιτήσεις τραπεζών και στις εξασφαλί¬ 
σεις τους, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάγεται 
στις αντίστοιχες ρυθμίσεις, εφάσον πράκειται για δανεια¬ 
κές συμβάσεις και συναφείς δικαιοπραξίες που καταρτί¬ 
ζονται σε σχέση με την εκτέλεση των έργων ή την παροχή 
των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
νάμου αυτού. 

Άρθρο 28 

Μεταβιβάσεις μετσχών και εισαγωγή 
σε χρηματιστηριακή αγορά 

1. Μεταβιβάσεις μετοχών, αυξήσεις μετοχικού κεφα¬ 
λαίου και εταιρικοί μετασχηματισμοί 

Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Δημάσιου Φορέα 
προκειμένου να επιχειρηθούν έγκυρα: 

(α) εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχώντης Εται¬ 
ρείας Ειδικού Σκοπού ή άλλη πράξη με την οποία μεταβι¬ 
βάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών του εφάσον 
αυτές λαμβάνουν χώρα πριν απά την έναρξη λειτουργίας 
του έργου ή την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, 

(β) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή τροποποιήσεις του 
καταστατικού της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εκτός από 
αυτές που είναι υποχρεωτικές από τη Σύμβαση Σύμπρα¬ 
ξης, τα Παρεπόμενα Σύμφωνα ή το νόμο, 

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου, 

(δ) οποιοσδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, 
απορρόφηση ή άλλος εταιρικός μετασχηματισμός της 
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή 
της συναίνεσης αυτής καθορίζονται από τη Σύμβαση Σύ¬ 
μπραξης. 

2. Εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά 

Η εισαγωγή των μετοχώντης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 
σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών 
αξιών και η έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ή 
ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, επιτρέ¬ 
πονται μόνο μετά προηγούμενη εγκριτική απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά πε¬ 
ρίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 

Άρθρο 29 
Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμέ¬ 
νων τόκων 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού στις οποίες ανατίθεται η 
εκτέλεση Συμβάσεων Σύμπραξης απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που 
αποκτούν μέχρι το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης. 

2. Φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής συμβολής 
Δημόσιου Φορέα 

Εφόσον καταβληθεί χρηματοδοτική συμβολή από το 
Δημόσιο Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε' 
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992, αυτή 
λογίζεται ως επιχορήγηση κεφαλαίου, δεν επιβαρύνεται 
με Φ.Π.Α., δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή άλλο φό¬ 


ρο και καταβάλλεται ελεύθερη από οποιαδήποτε κράτη¬ 
ση υπέρ τρίτου. 

3. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φόρου Προστιθέ¬ 
μενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται σε τρίτους 
οι οποίοι συμβάλλονται με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 
για την εκτέλεση των έργων ή και την παροχή των υπηρε¬ 
σιών μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή σχετικής 
αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας 
αυτής θα οφείλεται σε αυτούςτόκος υπερημερίας επίτων 
προς επιστροφή ποσών. 

4. Μεταφορά και συμψηφισμός συσσωρευμένων ζη¬ 
μιών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 

Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας Ειδικού 
Σκοπού επιτρέπεται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό 
με τα φορολογητέα κέρδη των δέκα επόμενων χρήσεων. 

Άρθρο 30 
Αποσβέσεις 

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης που θα 
περιλαμβάνει το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό 
προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή το σχε¬ 
τικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, συμπεριλαμβανομένου και 
του αρχικού κόστουςτου συνολικά απαιτούμενου εξοπλι¬ 
σμού και κάθε κόστος και δαπάνη οποιοσδήποτε φύσεως 
περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατα¬ 
σκευής, θα αποσβέννυται, κατ’ επιλογή της Εταιρείας Ει¬ 
δικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με τη 
μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 
50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), με την οποία προστέ¬ 
θηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α') και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο αυτήν. 

Άρθρο 31 

Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Διαιτησία 

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμο¬ 
γή, την ερμηνεία ή το κύρος Συμβάσεων Σύμπραξης ή των 
Παρεπόμενων Συμφώνων επιλύεται με διαιτησία. 

2. Κανόνες Διαιτησίας 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις 
διαιτησίες του Δημοσίου, με τη Σύμβαση Σύμπραξης ή τα 
Παρεπόμενα Σύμφωνα καθορίζονται κανόνες που διέ- 
πουν τον ορισμό των διαιτητών, οι εφαρμοστέοι κανόνες 
διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργά¬ 
νου), οι αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από 
τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας) και η γλώσσα 
στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία. Η διαιτητική απόφα¬ 
ση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κα¬ 
νένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, αποτελεί δε τίτλο 
εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα 
τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να 
συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της. 

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Γ ια την επίλυση διαφοράς που αναφέρεται στην ερμη¬ 
νεία ή στην εφαρμογή ή το κύροςτης Σύμβασης Σύμπρα¬ 
ξης εφαρμόζεται το Ελληνικό Ουσιαστικό Δίκαιο. 

Άρθρο 32 
Έναρξη ισχύος 

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους. 


Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 


Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α.ΠΑΠΑΛΗΠΟΥΡΑΣ 
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310)423 956 
(210)413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδας 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


(2410) 597449 
(26610) 89 122 
(26610) 89 105 
(2810) 300 781 
(22510) 46 654 
(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 Θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-ΓΟΓΠ και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 

1 θυΓΟ ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπη δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυιο ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ώχ: 210-4071010 Ιηίετηοΐ 

1ιηρ://νννννν.εί.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙβπΊθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


' Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυιο, ποσά το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

' Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 ευιο ανά έτος παλαιάτητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 Θυτο. 


^ Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσά συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠ ΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

^ Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

^ Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐΘΓΠΘΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

^ Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινάτητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

^ Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

^ Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργάτερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

^ Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πσλιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΟ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






























